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Parte prima 



IL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE 

OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Riepilogo per tipo di investimento 

(importi in Euro) 



Denominazione investimento 


Stanziamenti di bilancio 


2012 


2013 


2014 




Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel Piano di lottizzazione Sant' Elena 


500.000,00 


69.205,22 


0,00 


Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 


324.285,80 


772.670,53 


0,00 


Approvigionamento idrico del territorio di san Gregorio, San Paolo e San Basilio e del 
Villaggio delle Mimose 


1.200.000,00 


0,00 


0,00 


Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 


898.292,33 


0,00 


0,00 


Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento sede stradale via Roma tratto via 
Napoli e via Mara 


285.600,00 


0,00 


0,00 


Collegamento della rete idrica di Tasonis all' acquedotto di Corongiu 


250.000,00 


0,00 


0,00 


Completamento della strada di circonvallazione sud - ovest 


1.380.000,00 


0,00 


0,00 


completamento e manutenzione della rete di illuminazione pubblica stradale 


100.000,00 


100.000,00 


0,00 


Completamento nuovo Cimitero e gestione vecchio e nuovo cimitero 


500.000,00 


400.000,00 


0,00 


Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa di san Giuseppe in Solanas 


185.000,00 


0,00 


0,00 


Interventi di adeguamento normativo della caldaia, abbattimento barriere 
architettoniche e realizzazione di un impianto fotovoltaico annesso alia piscina 
comunale 


250.000,00 


0,00 


0,00 


Manutenzione invaso Villaggio delle Mimose 


73.564,37 


0,00 


0,00 


Ristrutturazione della casa comunale del Comune di Sinnai " Operazioni finalizzate al 
risparmio e all'efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici della Sardegna 
(EE11)" 


1.271.578,00 


0,00 


0,00 


Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica della frazione di Solanas 


484.800,00 


0,00 


0,00 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle Vie Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, 
Rossini, Gran Sasso, Ortobene, Monte Spada, Monte Unas e Sette Fratelli 


604.839,76 


0,00 


0,00 


Opere di valorizzazione turistica di Solanas comprese all' interno del bando regionale 
LITUS 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


Opere urbanizzazione primarie Via Soleminis e vicoli 


210.000,00 


0,00 


0,00 


Piano Insediamenti Produttivi localita "Luceri" D2, 


2.600.000,00 


0,00 


0,00 


Polo dell 1 associazionismo ambientale culturale sportivo e della protezione civile 
(P.I.S.U.) 


3.359.800,00 


0,00 


0,00 


Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche della viabilita rurale 
intercomunale Sinnai -Burcei e relativo miglioramento della competitivita delle 
prospicienti aziende del settore agricolo e forestale 


400.000,00 


0,00 


0,00 


Riqualificazione ed adeguamento del Campo sportivo scolastico polivalente della 
scuola Primaria di Via Liberta 


300.000,00 


0,00 


0,00 


ristrutturazione della ex biblioteca di Via Colletta. Potenziamento e completamento 
Museo Civico . 


241.000,00 


0,00 


0,00 


sistemazione strade interne Solanas 


200.000,00 


200.000,00 


0,00 


manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni tratti nelle vie : Carbonia, Ozieri, 
Lombardia, Sardegna, Firenze, Puglie, Umbria, Toscana, Abruzzi, Trentino e vico 
Venezia Giulia 


360.113,30 


0,00 


0,00 


manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni tratti nelle vie: Petrarca, Dessi, 
Manzoni, Foscolo, Dante, Quasimodo, De Filippo e Pascoli 


338.325,66 


0,00 


0,00 


sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e piu 


367.183,23 


0,00 


0,00 


spostamento dei contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 1° intervento 


113.794,15 


0,00 


0,00 


spostamento contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 2° intervento 


119.973,00 


0,00 


0,00 


spostamento contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 3° intervento 


118.973,07 


0,00 


0,00 


realizzazione della condotta idrica di awicinamento alia Via SUERGIA-SOLANAS- 


101.652,03 


0,00 


0,00 


intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nel centra 
abitato: vicoli 1-2-3-4-lglesias, Dei Mille, Mameli, vico Liberta, Menotti, Pellico, 
Garibaldi, La Marmora, Maroncelli e Pintor 


357.752,36 


0,00 


0,00 


realizzazione di fognatura per acque meteoriche da Via Pellico a Via Menotti con 
scarico al Rio Tanieli 


72.606,40 


0,00 


0,00 


Rifacimento degli allacci idrici abitato di Sinnai- Solanas 3° intervento 


160.477,19 


0,00 


0,00 


Riordino della rete Agricola S. Elena 


574.895,21 


0,00 


0,00 


Lavori di realizzazione di un impianto elevatore per I'eliminazione delle barriere 
architettoniche nella scuola media di Via Trento 


213.000,00 


0,00 


0,00 


costruzione di una nuova condotta idrica in localita Bellavista - isola ecologica - 


128.961,76 


0,00 


0,00 


Completamento della circonvallazione zona Nord 


0,00 


500.000,00 


500.000,00 


Completamento e messa in sicurezza della strada di circonvallazione attraverso la 
realizzazione di una rotatoria in luogo dello svincolo d'accesso al PIP Luceri 


0,00 


100.000,00 


420.000,00 


Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti (P.I.S.U.) 


0,00 


1.000.000,00 


0,00 


Ponte di attraversamento sul Rio Solanas 


0,00 


330.000,00 


0,00 


Realizzazione di nuovo svincolo d'accesso principale nella frazione di Solanas sulla 
S.P. per Villasimius 


0,00 


500.000,00 


0,00 


Sinnai Verde Sicuro: intervento di realizzazione di aree verde attrezzato con 
manutenzione e implementazione del patrimonio arboreo urbano 


0,00 


100.000,00 


0,00 


valorizzazione del sito archeologico di Bruncu Mogumu e parti pertinenze foresta 
Campidano -Sinnai 


0,00 


2.000.000,00 


0,00 


Residenza e laboratori esperienziali - ristrutturazione scuola elementare Via Liberta - 


0,00 


490.000,00 


0,00 


Realizzazione di una piscina per addestramento attivita subacquee 


0,00 


249.000,00 


0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Riepilogo per tipo di investimento 

(importi in Euro) 



Denominazione investimento 


Stanziamenti di bilancio 


2012 


2013 


2014 




Realizzazione del manto sintetico nel campo sportivo di Sant' Elena 


0,00 


450.000,00 


0,00 


Riqualificazione con ristrutturazione della ex scuola di Via del Mare e aree circostanti 


0,00 


500.000,00 


0,00 


Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai (P.I.S.U.) 


0,00 


2.718.516,25 


0,00 



Totale 



19.646.467,62 



10.479.392,00 



920.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel Piano di lottizzazione Sant' Elena 

Responsabile del procedimento: Serra Silvia 

Cod. interv. ammlnlstrazlone: 

Tipologla Intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categorladl opere: A01 01 - Stradali 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Finanziamento da capitale privato 


500.000,00 


69.205,22 


0,00 


569.205,22 



TOTALE INVESTIMENTO 



500.000,00 



69.205,22 



0,00 



569.205,22 



■ Elenco annuale - 



Importo Intervento: 


500.000,00 




Flnallta: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2012 




Fine lavori: 


4/2013 


Responsabile del proc 


adimento: Serra Silvia 





■ Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2012 


500.000,00 


500.000,00 


Altro 


2013 


69.205,22 


69.205,22 


Altro 


2014 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 36 - Pubblica sicurezza 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







u| Contributo regionale 


324.285,80 


772.670,53 


0,00 


1.096.956,33 



TOTALE INVESTIMENTO 



324.285,80 



772.670,53 



0,00 



1.096.956,33 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 


324.285,80 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2012 




Fine lavori: 


2/2013 


Responsabile del proc 


sdimento: Cocco Luisa 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Approvigionamento idrico del territorio di san Gregorio, San Paolo e San Basilio e del Villaggio delle Mimose 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

- Programmazione triennale - 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contributo regionale 


1.200.000,00 


0,00 


0,00 


1.200.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



1.200.000,00 



0,00 



0,00 



1.200.000,00 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



1.200.000,00 

Miglioramento e incremento di servizio 

2 

Progetto preliminare 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 
Finelavori: 4/2013 

Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










attuazione del PRU Serralonga - acquisizione aree 


243.650,00 


0,00 


0,00 


243.650,00 








Attuazione del PRU Serralonga - oneri di urbanizzazione 


654.642,33 


0,00 


0,00 


654.642,33 



TOTALE INVESTIMENTO 



898.292,33 



0,00 



0,00 



898.292,33 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


898.292,33 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2012 




Fine lavori: 


4/2013 


Responsabile del proc 


adimento: Cocco Luisa 





- Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2012 


898.292,33 


898.292,33 


Altro 


2013 


0,00 


0,00 




2014 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento sede stradale via Roma tratto via Napoli e via Mara 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 

- Programmazione triennale - 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Bilancio Comunale 


75.925,38 


0,00 


0,00 


75.925,38 








Contributo regionale 


144.161,31 


0,00 


0,00 


144.161,31 








LR 29/1998 Bando Biddas 


65.513,31 


0,00 


0,00 


65.513,31 



TOTALE INVESTIMENTO 



285.600,00 



0,00 



0,00 



285.600,00 



■ Elenco annuale ■ 



285.600,00 

Completamento d'opera 

1 

Progetto preliminare 

Urbanistica: 

Ambientale: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 

Tempi di esecuzione: 



Si 
Si 

3/2012 
1 /2013 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Collegamento della rete idrica di Tasonis all' acquedotto di Corongiu 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute) regionale 


250.000,00 


0,00 


0,00 


250.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



250.000,00 



0,00 



0,00 



250.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Completamento della strada di circonvallazione sud - ovest 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Contributo regionale 


1.180.000,00 


0,00 


0,00 


1.180.000,00 


31010 





mutui/prestiti Cassa DDPPP previsti in Bilancio 2012 


200.000,00 


0,00 


0,00 


200.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



1.380.000,00 



0,00 



0,00 



1.380.000,00 



' Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


1.380.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2012 




Fine lavori: 


4/2013 


Responsabile del proc 


adimento: Cocco Luisa 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: completamento e manutenzione della rete di illuminazione pubblica stradale 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 08 - Completamento 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contributo regionale 


100.000,00 


100.000,00 


0,00 


200.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



100.000,00 



100.000,00 



0,00 



200.000,00 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 


100.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


4/2013 


Responsabile del procec 


imento: Mereu Giuseppe 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



10 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Completamento nuovo Cimitero e gestione vecchio e nuovo cimitero 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 35 - Igienico sanitario 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Bilancio Comunale 


311.454,45 


0,00 


0,00 


311.454,45 








Contributo regionale 


188.545,55 


400.000,00 


0,00 


588.545,55 



TOTALE INVESTIMENTO 



500.000,00 



400.000,00 



0,00 



900.000,00 



' Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


500.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


2/2013 


Responsabile del proc 


adimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa di san Giuseppe in Solanas 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione 

Categoria di opere: A05 31 - Culto 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Contributo regionale 


150.000,00 


0,00 


0,00 


150.000,00 


21810 





Stanziamenti di bilancio 


35.000,00 


0,00 


0,00 


35.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



185.000,00 



0,00 



0,00 



185.000,00 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 


185.000,00 




Finalita: 


Valorizzazione beni vincolati 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del procec 


imento: Mereu Giuseppe 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Interventi di adeguamento normativo della caldaia, abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di un impianto 

fotovoltaico annesso alia piscina comunale 
Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute- regionale 


250.000,00 


0,00 


0,00 


250.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



250.000,00 



0,00 



0,00 



250.000,00 









- Elenco annuale 


Importo intervento: 


250.000,00 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Progetto preliminare 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2012 






Fine lavori: 


2/2013 





Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Manutenzione invaso Villaggio delle Mimose 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 




31010 


o| mutui/prestiti Cassa DDPPP previsti in Bilancio 2012 


73.564,37 


0,00 


0,00 


73.564,37 



TOTALE INVESTIMENTO 



73.564,37 



0,00 



0,00 



73.564,37 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 

Tempi di esecuzione: 



73.564,37 

Miglioramento e incremento di servizio 

2 

Stima dei costi 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 
Finelavori: 4/2012 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Ristrutturazione della casa comunale del Comune di Sinnai " Operazioni finalizzate al risparmio e all'efficienza 

energetica negli edifici degli enti pubblici della Sardegna (EE11)" 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione 

Categoria di opere: A05 33 - Direzionale e amministrativo 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







u| Contributo regionale 


1.271.578,00 


0,00 


0,00 


1.271.578,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



1.271.578,00 



0,00 



0,00 



1.271.578,00 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica della frazione di Solanas 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| contributo autorita d'ambito territoriale della Sardegna 


484.800,00 


0,00 


0,00 


484.800,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



484.800,00 



0,00 



0,00 



484.800,00 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 


484.800,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


1 /2012 




Fine lavori: 


2/2013 


Responsabile del proc 


adimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



manutenzione straordinaria della rete idrica nelle Vie Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, Rossini, Gran Sasso, Ortobene, 

Monte Spada, Monte Unas e Sette Fratelli 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contributo regionale 


604.839,76 


0,00 


0,00 


604.839,76 



TOTALE INVESTIMENTO 



604.839,76 



0,00 



0,00 



604.839,76 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


604.839,76 




Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizic 


Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Opere di valorizzazione turistica di Solanas comprese all' interno del bando regionale LITUS 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute* regionale 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


1.000.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



1.000.000,00 



0,00 



0,00 



1.000.000,00 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 


1.000.000,00 




Finalita: 


Conservazione del patrimonio 


Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2012 




Fine lavori: 


4/2013 


Responsabile del proc 


sdimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Opere urbanizzazione primarie Via Soleminis e vicoli 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Bilancio Comunale 


20.529,40 


0,00 


0,00 


20.529,40 


40920 


50 


Proventi legge regionale 37/98 anno 2005 


189.470,60 


0,00 


0,00 


189.470,60 



TOTALE INVESTIMENTO 



210.000,00 



0,00 



0,00 



210.000,00 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


210.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del proc 


adimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Piano Insediamenti Produttivi localita "Luceri" D2, 
Serra Silvia 

01 - Nuova costruzione 

A04 39 - Infrastrutture per attivita industriali 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamentl 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







fj| Contributo regionale 


2.600.000,00 


0,00 


0,00 


2.600.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



2.600.000,00 



0,00 



0,00 



2.600.000,00 



■ Elenco annuale - 



2.600.000,00 

Miglioramento e incremento di servizio 

2 

Stima dei costi 

Urbanistlca: Si 

Amblentale: Si 

Inizio lavori: 4/2012 
Flnelavorl: 4/2012 

Responsabile del procedimento: Serra Silvia 



Importo Intervento: 

Flnallta: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 

Tempi di esecuzione: 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Polo dell' associazionismo ambientale culturale sportivo e della protezione civile (P.I.S.U.) 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Contribute) regionale 


3.317.200,00 


0,00 


0,00 


3.317.200,00 


20400 





Oneri exlegge 10/1977 


12.600,00 


0,00 


0,00 


12.600,00 


40920 


20 


Proventi legge regionale 37/98 anno 2002 


30.000,00 


0,00 


0,00 


30.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



3.359.800,00 



0,00 



0,00 



3.359.800,00 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


3.359.800,00 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2013 




Fine lavori: 


2/2014 


Responsabile del proc 


adimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 

Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche della viabilita rurale intercomunale Sinnai -Burcei e relativo 
miglioramento della competitivita delle prospicienti aziende del settore agricolo e forestale 
PISU Vitale 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute) regionale 


400.000,00 


0,00 


0,00 


400.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



400.000,00 



0,00 



0,00 



400.000,00 









- Elenco annuale 


Importo intervento: 


400.000,00 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2012 






Fine lavori: 


3/2013 





Responsabile del procedimento: PISU Vitale 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Riqualificazione ed adeguamento del Campo sportivo scolastico polivalente della scuola Primaria di Via Liberia 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 03 - Recupero 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 

- Programmazione triennale - 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Contributo regionale 


209.000,00 


0,00 


0,00 


209.000,00 


20400 





Stanziamenti di bilancio 


91.000,00 


0,00 


0,00 


91.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



300.000,00 



0,00 



0,00 



300.000,00 



' Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


300.000,00 




Finalita: 


Adeguamento normativo 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


4/2013 


Responsabile del prococ 


imento: Mereu Giuseppe 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

ristrutturazione della ex biblioteca di Via Colletta. Potenziamento e completamento Museo Civico . 
Plumitallo Carlo 

04 - Ristrutturazione 
A05 11 - Beni culturali 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Bilancio Comunale 


16.218,06 


0,00 


0,00 


16.218,06 








Contributo regionale 


191.000,00 


0,00 


0,00 


191.000,00 


40920 





proventi legge regionale 37/98 residui fasc. 601 


33.781,94 


0,00 


0,00 


33.781,94 



TOTALE INVESTIMENTO 



241.000,00 



0,00 



0,00 



241.000,00 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



241.000,00 

Valorizzazione beni vincolati 

2 

Progetto preliminare 

Urbanistica: 

Ambientale: 

Inizio lavori: 

Fine lavori: 

Plumitallo Carlo 



Si 
Si 

2/2012 
4/2013 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: sistemazione strade interne Solanas 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute) regionale 


200.000,00 


200.000,00 


0,00 


400.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



200.000,00 



200.000,00 



0,00 



400.000,00 



■ Elenco annuale - 



200.000,00 

Miglioramento e incremento di servizio 

2 

Studio di fattibilita 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 3/2012 
Finelavori: 1/2013 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 

Tempi di esecuzione: 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni tratti nelle vie : Carbonia, Ozieri, Lombardia, Sardegna, Firenze, Puglie, 

Umbria, Toscana, Abruzzi, Trentino e vico Venezia Giulia 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


360.113,30 


0,00 


0,00 


360.113,30 



TOTALE INVESTIMENTO 



360.113,30 



0,00 



0,00 



360.113,30 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


360.113,30 




Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizic 


Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni tratti nelle vie: Petrarca, Dessi, Manzoni, Foscolo, Dante, Quasimodo, 

De Filippo e Pascoli 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


338.325,66 


0,00 


0,00 


338.325,66 



TOTALE INVESTIMENTO 



338.325,66 



0,00 



0,00 



338.325,66 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


338.325,66 




Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizic 


Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e piu 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 05 - Difesa del Suolo 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute) regionale 


367.183,23 


0,00 


0,00 


367.183,23 



TOTALE INVESTIMENTO 



367.183,23 



0,00 



0,00 



367.183,23 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



367.183,23 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 



Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 

Finelavori: 4/2012 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



Tempi di esecuzione: 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: spostamento dei contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 1° intervento 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


113.794,15 


0,00 


0,00 


113.794,15 



TOTALE INVESTIMENTO 



113.794,15 



0,00 



0,00 



113.794,15 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



113.794,15 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 
Finelavori: 4/2012 

Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: spostamento contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 2° intervento 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


119.973,00 


0,00 


0,00 


119.973,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



119.973,00 



0,00 



0,00 



119.973,00 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



119.973,00 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 
Finelavori: 4/2012 

Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

spostamento contatori dall'interno delle proprieta all'esterno 3° intervento 
Cocco Luisa 

07 - Manutenzione straordinaria 
A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







fj| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


118.973,07 


0,00 


0,00 


118.973,07 



TOTALE INVESTIMENTO 



118.973,07 



0,00 



0,00 



118.973,07 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



118.973,07 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 
Finelavori: 4/2012 

Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: realizzazione della condotta idrica di awicinamento alia Via SUERGIA -SOLANAS- 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


101.652,03 


0,00 


0,00 


101.652,03 



TOTALE INVESTIMENTO 



101.652,03 



0,00 



0,00 



101.652,03 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



101.652,03 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 
Finelavori: 4/2012 

Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 

Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete idrica nel centra abitato: vicoli 1-2-3-4-lglesias, Dei 
Mille, Mameli, vico Liberia, Menotti, Pellico, Garibaldi, La Marmora, Maroncelli e Pintor 
Cocco Luisa 

07 - Manutenzione straordinaria 
A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







fj| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


357.752,36 


0,00 


0,00 


357.752,36 



TOTALE INVESTIMENTO 



357.752,36 



0,00 



0,00 



357.752,36 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


357.752,36 




Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizic 


Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: realizzazione di fognatura per acque meteoriche da Via Pellico a Via Menotti con scarico al Rio Tanieli 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 1 1 - Opere di protezione dell'ambiente 

- Programmazione triennale - 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


72.606,40 


0,00 


0,00 


72.606,40 



TOTALE INVESTIMENTO 



72.606,40 



0,00 



0,00 



72.606,40 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



72.606,40 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 



Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 

Finelavori: 2/2012 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



Tempi di esecuzione: 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Rifacimentoc 
Cocco Luisa 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

I allacci idrici abitato di Sinnai- Solanas 3° intervento 



07 - Manutenzione straordinaria 
A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


160.477,19 


0,00 


0,00 


160.477,19 



TOTALE INVESTIMENTO 



160.477,19 



0,00 



0,00 



160.477,19 



■ Elenco annuale - 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



160.477,19 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 
Finelavori: 4/2012 

Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Riordino della rete Agricola S. Elena 
Cocco Luisa 

07 - Manutenzione straordinaria 
A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Autorita d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 


574.895,21 


0,00 


0,00 


574.895,21 



TOTALE INVESTIMENTO 



574.895,21 



0,00 



0,00 



574.895,21 



■ Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



574.895,21 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 



Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 

Finelavori: 4/2012 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



Tempi di esecuzione: 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Lavori di realizzazione di un impianto elevatore per I'eliminazione delle barriere architettoniche nella scuola media di 

Via Trento 
Rosponsabilo del procedimento: Mereu Giuseppe 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute regionale 


213.000,00 


0,00 


0,00 


213.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



213.000,00 



0,00 



0,00 



213.000,00 



' Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 


213.000,00 




Finalita: 


Adeguamento normativo 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2012 




Fine lavori: 


4/2012 



Rosponsabilo del procedimento: Mereu Giuseppe 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: costruzione di una nuova condotta idrica in localita Bellavista - isola ecologica ■ 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Bilancio Comunale 


103.961,76 


0,00 


0,00 


103.961,76 








fondi A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A 


25.000,00 


0,00 


0,00 


25.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



128.961,76 



0,00 



0,00 



128.961,76 



' Elenco annuale ■ 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



128.961,76 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2012 
Finelavori: 3/2012 

Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Completamento della circonvallazione zona Nord 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contributo regionale 


0,00 


500.000,00 


500.000,00 


1.000.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



500.000,00 



500.000,00 



1.000.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Completamento e messa in sicurezza della strada di circonvallazione attraverso la realizzazione di una rotatoria in 

luogo dello svincolo d'accesso al PIP Luceri 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Bilancio Comunale 


0,00 


0,00 


52.000,00 


52.000,00 








Contributo regionale 


0,00 


100.000,00 


368.000,00 


468.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



100.000,00 



420.000,00 



520.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti (P.I.S.U.' 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Contribute) regionale 


0,00 


960.000,00 


0,00 


960.000,00 


40920 


20 


Stanziamenti di Bilancio 


0,00 


40.000,00 


0,00 


40.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



1.000.000,00 



0,00 



1.000.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: Ponte di attraversamento sul Rio Solanas 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contributo regionale 


0,00 


330.000,00 


0,00 


330.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



330.000,00 



0,00 



330.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione di nuovo svincolo d'accesso principale nella frazione di Solanas sulla S.P. per Villasimius 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 

- Programmazione triennale - 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute) regionale 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



500.000,00 



0,00 



500.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Sinnai Verde Sicuro: intervento di realizzazione di aree verde attrezzato con manutenzione e implementazione del 

patrimonio arboreo urbano 
Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 1 1 - Opere di protezione dell'ambiente 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 




20400 


0|Oneri exlegge 10/1977 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



100.000,00 



0,00 



100.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: valorizzazione del sito archeologico di Bruncu Mogumu e parti pertinenze foresta Campidano -Sinnai 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 03 - Recupero 

Categoria di opere: A05 37 - Turistico 

- Programmazione triennale - 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contribute) regionale 


0,00 


2.000.000,00 


0,00 


2.000.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



2.000.000,00 



0,00 



2.000.000,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Residenza e laboratori esperienziali - ristrutturazione scuola elementare Via Liberta - 
Cocco Luisa 

04 - Ristrutturazione 
A05 37 - Turistico 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 










Bilancio Comunale 


0,00 


72.500,00 


0,00 


72.500,00 








Contributo regionale 


0,00 


267.500,00 


0,00 


267.500,00 








Finanziamento da capitale privato 


0,00 


150.000,00 


0,00 


150.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



490.000,00 



0,00 



490.000,00 



■ Apporto di capitale privato ■ 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2012 


0,00 


0,00 




2013 


490.000,00 


150.000,00 


Altro 


2014 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



46 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione di una piscina per addestramento attivita subacquee 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tipologla Intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categorla dl opere: E10 99 - Altro 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







u| Finanziamento da capitale privato 


0,00 


249.000,00 


0,00 


249.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



249.000,00 



0,00 



249.000,00 



■ Apporto dl capitale privato ■ 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologla 




2012 


0,00 


0,00 




2013 


249.000,00 


249.000,00 


Altro 


2014 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione del manto sintetico nel campo sportivo di Sant' Elena 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 12 - Sport e spettacolo 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contributo regionale 


0,00 


450.000,00 


0,00 


450.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



450.000,00 



0,00 



450.000,00 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Riqualificazione con ristrutturazione della exscuola di Via del Mare e aree circostanti 
Cocco Luisa 

03 - Recupero 
A05 37 - Turistico 



■ Programmazione triennale ■ 



Finanziamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contributo regionale 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



500.000,00 



0,00 



500.000,00 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comuno di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai (P.I.S.U.) 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. amministrazione: 

Tipologla Intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categorla dl opere: A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 



■ Programmazlone trlennale ■ 



Flnanzlamenti 


Esercizio 


Totale 


Cap. 


Art. 


Denominazione 


2012 


2013 


2014 







o| Contributo regionale 


0,00 


2.718.516,25 


0,00 


2.718.516,25 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



2.718.516,25 



0,00 



2.718.516,25 
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Parte seconda 



MODELLO UFFICIALE 



Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012 - 2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 



Tipologie risorse 


Arco temporale di validita del programma 


Disponibilita finanziaria 
primo anno (in Euro) 


Disponibilita finanziaria 
secondo anno (in Euro) 


Disponibilita finanziaria 
terzo anno (in Euro) 


Importo totale 

(in Euro) 


Entrate aventi destinazione vincolata per legge 


17.029.669,33 


9.798.686,78 


868.000,00 


27.696.356,11 


Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 


273.564,37 


0,00 


0,00 


273.564,37 


Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 


1.398.292,33 


468.205,22 


0,00 


1.866.497,55 


Trasferimento di immobili ex art. 19, c.5-ter L.n. 109/94 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


Stanziamenti di bilancio 


919.941,59 


212.500,00 


52.000,00 


1.184.441,59 


Altro (1) 


25.000,00 


0,00 


0,00 


25.000,00 


Totali 


19.646.467,62 


10.479.392,00 


920.000,00 


31.045.859,62 



Note: 



(1) Compresa la cessione di immobili 



II responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012 - 2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvento 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 
(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


1 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel 
Piano di lottizzazione Sant' Elena 


500.000,00 


0,00 


0,00 


500.000,00 


N 


500.000,00 


99 


2 




20 


092 


080 


01 


A05 36 


Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 


324.285,80 


0,00 


0,00 


324.285,80 


N 


0,00 




3 




20 


092 


080 


01 


A02 15 


Approvigionamento idrico del territorio di san 
Gregorio, San Paolo e San Basilio e del Villaggio 
delle Mimose 


1.200.000,00 


0,00 


0,00 


1.200.000,00 


N 


0,00 




4 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 


898.292,33 


0,00 


0,00 


898.292,33 


N 


898.292,33 


99 


5 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento 
sede stradale via Roma tratto via Napoli e via 
Mara 


285.600,00 


0,00 


0,00 


285.600,00 


N 


0,00 




6 




20 


092 


080 


01 


A02 15 


Collegamento della rete idrica di Tasonis all' 
acquedotto di Corongiu 


250.000,00 


0,00 


0,00 


250.000,00 


N 


0,00 




7 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento della strada di circonvallazione 
sud - ovest 


1.380.000,00 


0,00 


0,00 


1.380.000,00 


N 


0,00 




8 




20 


092 


080 


08 


A03 06 


completamento e manutenzione della rete di 
illuminazione pubblica stradale 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




9 




20 


092 


080 


01 


A05 35 


Completamento nuovo Cimitero e gestione 
vecchio e nuovo cimitero 


500.000,00 


0,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




10 




20 


092 


080 


04 


A05 31 


Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa 
di san Giuseppe in Solanas 


185.000,00 


0,00 


0,00 


185.000,00 


N 


0,00 




11 




20 


092 


080 


01 


A03 06 


Interventi di adeguamento normativo della 
caldaia, abbattimento barriere architettoniche e 
realizzazione di un impianto fotovoltaico annesso 
alia piscina comunale 


250.000,00 


0,00 


0,00 


250.000,00 


N 


0,00 




12 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


Manutenzione invaso Villaggio delle Mimose 


73.564,37 


0,00 


0,00 


73.564,37 


N 


0,00 




13 




20 


092 


080 


04 


A05 33 


Ristrutturazione della casa comunale del 
Comune di Sinnai " Operazioni finalizzate al 
risparmio e all'efficienza energetica negli edifici 
degli enti pubblici della Sardegna (EE11)" 


1.271.578,00 


0,00 


0,00 


1.271.578,00 


N 


0,00 




14 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica 
della frazione di Solanas 


484.800,00 


0,00 


0,00 


484.800,00 


N 


0,00 




15 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle 
Vie Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, Rossini, 
Gran Sasso, Ortobene, Monte Spada, Monte 
Linas e Sette Fratelli 


604.839,76 


0,00 


0,00 


604.839,76 


N 


0,00 




16 




20 


092 


080 


01 


A02 99 


Opere di valorizzazione turistica di Solanas 
comprese all' interno del bando regionale LITUS 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


1.000.000,00 


N 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012 - 2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvento 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 
(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


17 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Opere urbanizzazione primarie Via Soleminis e 
vicoli 


210.000,00 


0,00 


0,00 


210.000,00 


N 


0,00 




18 




20 


092 


080 


01 


A04 39 


Piano Insediamenti Produttivi localita "Luceri" 
D2, 


2.600.000,00 


0,00 


0,00 


2.600.000,00 


N 


0,00 




19 




20 


092 


080 


01 


A05 08 


Polo dell' associazionismo ambientale culturale 
sportivo e della protezione civile (P.I.S.U.) 


3.359.800,00 


0,00 


0,00 


3.359.800,00 


N 


0,00 




20 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali 
fisiche della viabilita rurale intercomunale Sinnai 
-Burcei e relativo miglioramento della 
competitivita delle prospicienti aziende del 
settore agricolo e forestale 


400.000,00 


0,00 


0,00 


400.000,00 


N 


0,00 




21 




20 


092 


080 


03 


A05 08 


Riqualificazione ed adeguamento del Campo 
sportivo scolastico polivalente della scuola 
Primaria di Via Liberia 


300.000,00 


0,00 


0,00 


300.000,00 


N 


0,00 




22 




20 


092 


080 


04 


A05 11 


ristrutturazione della ex biblioteca di Via Colletta. 
Potenziamento e completamento Museo Civico . 


241.000,00 


0,00 


0,00 


241.000,00 


N 


0,00 




23 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


sistemazione strade interne Solanas 


200.000,00 


0,00 


0,00 


200.000,00 


N 


0,00 




24 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni 
tratti nelle vie : Carbonia, Ozieri, Lombardia, 
Sardegna, Firenze, Puglie, Umbria, Toscana, 
Abruzzi, Trentino e vico Venezia Giulia 


360.113,30 


0,00 


0,00 


360.113,30 


N 


0,00 




25 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni 
tratti nelle vie: Petrarca, Dessi, Manzoni, 
Foscolo, Dante, Quasimodo, De Filippo e 
Pascoli 


338.325,66 


0,00 


0,00 


338.325,66 


N 


0,00 




26 




20 


092 


080 


01 


A02 05 


sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e 
piu 


367.183,23 


0,00 


0,00 


367.183,23 


N 


0,00 




27 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


spostamento dei contatori dall'interno delle 
proprieta all'esterno 1° intervento 


113.794,15 


0,00 


0,00 


113.794,15 


N 


0,00 




28 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


spostamento contatori daN'interno delle proprieta 
all'esterno 2° intervento 


119.973,00 


0,00 


0,00 


119.973,00 


N 


0,00 




29 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


spostamento contatori daN'interno delle proprieta 
all'esterno 3° intervento 


118.973,07 


0,00 


0,00 


118.973,07 


N 


0,00 




30 




20 


092 


080 


01 


A02 15 


realizzazione della condotta idrica di 
awicinamento alia Via SUERGIA -SOLANAS- 


101.652,03 


0,00 


0,00 


101.652,03 


N 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012 - 2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvento 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 
(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


31 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


intervento di manutenzione straordinaria di 
alcuni tratti della rete idrica nel centra abitato: 
vicoli 1-2-3-4-lglesias, Dei Mille, Mameli, vico 
Liberta, Menotti, Pellico, Garibaldi, La Marmora, 
Maroncelli e Pintor 


357.752,36 


0,00 


0,00 


357.752,36 


N 


0,00 




32 




20 


092 


080 


01 


A02 11 


realizzazione di fognatura per acque meteoriche 
da Via Pellico a Via Menotti con scarico al Rio 
Tanieli 


72.606,40 


0,00 


0,00 


72.606,40 


N 


0,00 




33 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


Rifacimento degli allacci idrici abitato di Sinnai- 
Solanas 3° intervento 


160.477,19 


0,00 


0,00 


160.477,19 


N 


0,00 




34 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


Riordino della rete Agricola S. Elena 


574.895,21 


0,00 


0,00 


574.895,21 


N 


0,00 




35 




20 


092 


080 


07 


A05 08 


Lavori di realizzazione di un impianto elevatore 
per I'eliminazione delle barriere architettoniche 
nella scuola media di Via Trento 


213.000,00 


0,00 


0,00 


213.000,00 


N 


0,00 




36 




20 


092 


080 


01 


A02 15 


costruzione di una nuova condotta idrica in 
localita Bellavista - isola ecologica - 


128.961,76 


0,00 


0,00 


128.961,76 


N 


0,00 




37 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel 
Piano di lottizzazione Sant' Elena 


0,00 


69.205,22 


0,00 


69.205,22 


N 


69.205,22 


99 


38 




20 


092 


080 


01 


A05 36 


Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 


0,00 


772.670,53 


0,00 


772.670,53 


N 


0,00 




39 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento della circonvallazione zona Nord 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




40 




20 


092 


080 


08 


A03 06 


completamento e manutenzione della rete di 
illuminazione pubblica stradale 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




41 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento e messa in sicurezza della 
strada di circonvallazione attraverso la 
realizzazione di una rotatoria in luogo dello 
svincolo d'accesso al PIP Luceri 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




42 




20 


092 


080 


01 


A05 35 


Completamento nuovo Cimitero e gestione 
vecchio e nuovo cimitero 


0,00 


400.000,00 


0,00 


400.000,00 


N 


0,00 




43 




20 


092 


080 


04 


A05 08 


Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti 
(P.I.S.U.) 


0,00 


1.000.000,00 


0,00 


1.000.000,00 


N 


0,00 




44 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Ponte di attraversamento sul Rio Solanas 


0,00 


330.000,00 


0,00 


330.000,00 


N 


0,00 




45 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Realizzazione di nuovo svincolo d'accesso 
principale nella frazione di Solanas sulla S.P. per 
Villasimius 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




46 




20 


092 


080 


07 


A02 11 


Sinnai Verde Sicuro: intervento di realizzazione 
di aree verde attrezzato con manutenzione e 
implementazione del patrimonio arboreo urbano 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012 - 2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvento 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 
(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


47 




20 


092 


080 


03 


A05 37 


valorizzazione del sito archeologico di Bruncu 
Mogumu e parti pertinenze foresta Campidano 
-Sinnai 


0,00 


2.000.000,00 


0,00 


2.000.000,00 


N 


0,00 




48 




20 


092 


080 


04 


A05 37 


Residenza e laboratori esperienziali - 
ristrutturazione scuola elementare Via Liberia - 


0,00 


490.000,00 


0,00 


490.000,00 


N 


150.000,00 


99 


49 




20 


092 


080 


01 


E10 99 


Realizzazione di una piscina per addestramento 
attivita subacquee 


0,00 


249.000,00 


0,00 


249.000,00 


N 


249.000,00 


99 


50 




20 


092 


080 


01 


A05 12 


Realizzazione del manto sintetico nel campo 
sportivodi Sant' Elena 


0,00 


450.000,00 


0,00 


450.000,00 


N 


0,00 




51 




20 


092 


080 


03 


A05 37 


Riqualificazione con ristrutturazione della ex 
scuola di Via del Mare e aree circostanti 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




52 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


sistemazione strade interne Solanas 


0,00 


200.000,00 


0,00 


200.000,00 


N 


0,00 




53 




20 


092 


080 


01 


A02 99 


Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai 
(P.I.S.U.) 


0,00 


2.718.516,25 


0,00 


2.718.516,25 


N 


0,00 




54 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento della circonvallazione zona Nord 


0,00 


0,00 


500.000,00 


500.000,00 


N 


0,00 




55 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento e messa in sicurezza della 
strada di circonvallazione attraverso la 
realizzazione di una rotatoria in luogo dello 
svincolo d'accesso al PIP Luceri 


0,00 


0,00 


420.000,00 


420.000,00 


N 


0,00 





Totale 



19.646.467,62 


10.479.392,00 


920.000,00 


31.045.859,62 



1.866.497,55 



Note: 



II responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito daH'Amministrazione (pud essere vuoto). 

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui aN'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. 
In caso affermativo compilare la scheda 2B. 

(5) Vedi Tabella 3. 
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Programma delle opere pubbliche 2012 - 2014 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012 - 2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ELENCO ANNUALE 



Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(1) 


Codice unico 

intervento - 

CUI 

(2) 


Descrizione 
intervento 


Responsabile del 
procedimento 


Importo 
annualita 


Importo 

to tale 

intervento 


Finalita 

(3) 


Conformita 


Priori ta 

(4) 


Stato 

progettazione 

approvata 

(5) 


Tempi di esecuzione 


Cognome 


Nome 


Urb. 
(SIN) 


Amb. 
(S/N) 


Trim. /anno 
inizio lavori 


Trim. /anno 
fine lavori 




800146509252012001 


Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel 
Piano di lottizzazione Sant' Elena 


Serra 


Silvia 


500.000,00 


500.000,00 


URB 


S 


S 


1 


SC 


3/2012 


4/2013 




800146509252012002 


Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 


Cocco 


Luisa 


324.285,80 


324.285,80 


COP 


S 


S 


2 


PP 


3/2012 


2/2013 




800146509252012003 


Approvigionamento idrico del territorio di san 
Gregorio, San Paolo e San Basilio e del Villaggio 
delle Mimose 


Cocco 


Luisa 


1.200.000,00 


1.200.000,00 


MIS 


s 


s 


2 


PP 


2/2012 


4/2013 




800146509252012004 


Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 


Cocco 


Luisa 


898.292,33 


898.292,33 


URB 


s 


s 


1 


PP 


3/2012 


4/2013 




800146509252012005 


Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento 
sede stradale via Roma tratto via Napoli e via 
Mara 


Cocco 


Luisa 


285.600,00 


285.600,00 


COP 


s 


s 


1 


PP 


3/2012 


1 /2013 




800146509252012006 


Completamento della strada di circonvallazione 
sud - ovest 


Cocco 


Luisa 


1.380.000,00 


1.380.000,00 


COP 


s 


s 


1 


PE 


3/2012 


4/2013 




800146509252012007 


completamento e manutenzione della rete di 
illuminazione pubblica stradale 


Mereu 


Giuseppe 


100.000,00 


100.000,00 


COP 


s 


s 


2 


SC 


2/2012 


4/2013 




800146509252012008 


Completamento nuovo Cimitero e gestione 
vecchio e nuovo cimitero 


Cocco 


Luisa 


500.000,00 


500.000,00 


COP 


s 


s 


1 


PE 


2/2012 


2/2013 




800146509252012009 


Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa di 
san Giuseppe in Solanas 


Mereu 


Giuseppe 


185.000,00 


185.000,00 


VAB 


s 


s 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012010 


Interventi di adeguamento normativo della 
caldaia, abbattimento barriere architettoniche e 
realizzazione di un impianto fotovoltaico annesso 
alia piscina comunale 


Mereu 


Giuseppe 


250.000,00 


250.000,00 


MIS 


s 


s 


2 


PP 


3/2012 


2/2013 




800146509252012011 


Manutenzione invaso Villaggio delle Mimose 


Cocco 


Luisa 


73.564,37 


73.564,37 


MIS 


s 


s 


2 


SC 


2/2012 


4/2012 




800146509252012012 


Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica 
della frazione di Solanas 


Cocco 


Luisa 


484.800,00 


484.800,00 


COP 


s 


s 


1 


PP 


1 /2012 


2/2013 




800146509252012013 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle 
Vie Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, Rossini, 
Gran Sasso, Ortobene, Monte Spada, Monte 
Unas e Sette Fratelli 


Cocco 


Luisa 


604.839,76 


604.839,76 


MIS 


s 


s 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012014 


Opere di valorizzazione turistica di Solanas 
comprese all' interno del bando regionale LITUS 


Cocco 


Luisa 


1.000.000,00 


1.000.000,00 


CPA 


s 


s 


2 


SC 


4/2012 


4/2013 




800146509252012015 


Opere urbanizzazione primarie Via Soleminis e 
vicoli 


Cocco 


Luisa 


210.000,00 


210.000,00 


COP 


s 


s 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012016 


Piano Insediamenti Produttivi localita "Luceri" D2, 


Serra 


Silvia 


2.600.000,00 


2.600.000,00 


MIS 


s 


s 


2 


SC 


4/2012 


4/2012 




800146509252012017 


Polo dell' associazionismo ambientale culturale 
sportivo e della protezione civile (P.I.S.U.) 


Cocco 


Luisa 


3.359.800,00 


3.359.800,00 


URB 


s 


s 


2 


PP 


2/2013 


2/2014 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012 - 2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ELENCO ANNUALE 



Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(1) 


Codice unico 

intervento - 

CUI 

(2) 


Descrizione 
intervento 


Responsabile del 
procedimento 


Importo 
annualita 


Importo 

to tale 

intervento 


Finalita 

(3) 


Conformita 


Priori ta 

(4) 


Stato 

progettazione 

approvata 

(5) 


Tempi di esecuzione 


Cognome 


Nome 


Urb. 
(SIN) 


Amb. 
(S/N) 


Trim. /anno 
inizio lavori 


Trim. /anno 
fine lavori 




800146509252012018 


Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali 
fisiche della viabilita rurale intercomunale Sinnai 
-Burcei e relativo miglioramento della 
competitivita delle prospicienti aziende del 
settore agricolo e forestale 


PISU 


Vitale 


400.000,00 


400.000,00 


MIS 


S 


S 


2 


PE 


4/2012 


3/2013 




800146509252012019 


Riqualificazione ed adeguamento del Campo 
sportivo scolastico polivalente della scuola 
Primaria di Via Liberta 


Mereu 


Giuseppe 


300.000,00 


300.000,00 


ADN 


s 


S 


2 


PE 


2/2012 


4/2013 




800146509252012020 


ristrutturazione della ex biblioteca di Via Colletta. 
Potenziamento e completamento Museo Civico . 


Plumitallo 


Carlo 


241.000,00 


241.000,00 


VAB 


s 


S 


2 


PP 


2/2012 


4/2013 




800146509252012021 


sistemazione strade interne Solanas 


Cocco 


Luisa 


200.000,00 


200.000,00 


MIS 


s 


S 


2 


SF 


3/2012 


1 /2013 




800146509252012022 


manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni 
tratti nelle vie : Carbonia, Ozieri, Lombardia, 
Sardegna, Firenze, Puglie, Umbria, Toscana, 
Abruzzi, Trentino e vico Venezia Giulia 


Cocco 


Luisa 


360.113,30 


360.113,30 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012023 


manutenzione straordinaria rete idrica di alcuni 
tratti nelle vie: Petrarca, Dessi, Manzoni, 
Foscolo, Dante, Quasimodo, De Filippo e Pascoli 


Cocco 


Luisa 


338.325,66 


338.325,66 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012024 


sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e 
piii 


Cocco 


Luisa 


367.183,23 


367.183,23 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012025 


spostamento dei contatori dall'interno delle 
proprieta all'esterno 1° intervento 


Cocco 


Luisa 


113.794,15 


113.794,15 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012026 


spostamento contatori dall'interno delle proprieta 
all'esterno 2° intervento 


Cocco 


Luisa 


119.973,00 


119.973,00 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012027 


spostamento contatori dall'interno delle proprieta 
all'esterno 3° intervento 


Cocco 


Luisa 


118.973,07 


118.973,07 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012028 


realizzazione della condotta idrica di 
avvicinamento alia Via SUERGIA -SOLANAS- 


Cocco 


Luisa 


101.652,03 


101.652,03 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012029 


intervento di manutenzione straordinaria di alcuni 
tratti della rete idrica nel centra abitato: vicoli 
1-2-3-4-lglesias, Dei Mille, Mameli, vico Liberta, 
Menotti, Pellico, Garibaldi, La Marmora, 
Maroncelli e Pintor 


Cocco 


Luisa 


357.752,36 


357.752,36 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012030 


realizzazione di fognatura per acque meteoriche 
da Via Pellico a Via Menotti con scarico al Rio 
Tanieli 


Cocco 


Luisa 


72.606,40 


72.606,40 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


2/2012 




800146509252012031 


Rifacimento degli allacci idrici abitato di Sinnai- 
Solanas 3° intervento 


Cocco 


Luisa 


160.477,19 


160.477,19 


MIS 


s 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 
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DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 



2014 



ELENCO ANNUALE 



Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(1) 


Codice unico 

intervento - 

CUI 

(2) 


Descrizione 
intervento 


Responsabile del 
procedimento 


Importo 
annualita 


Importo 

to tale 

intervento 


Finalita 

(3) 


Conformita 


Priori ta 

(4) 


Stato 

progettazione 

approvata 

(5) 


Tempi di esecuzione 


Cognome 


Nome 


Urb. 
(SIN) 


Amb. 
(S/N) 


Trim. /anno 
inizio lavori 


Trim. /anno 
fine lavori 




800146509252012032 


Riordino della rete Agricola S. Elena 


Cocco 


Luisa 


574.895,21 


574.895,21 


MIS 


S 


S 


1 


PE 


2/2012 


4/2012 




800146509252012033 


Lavori di realizzazione di un impiantoelevatore 
per I'eliminazione delle barriere architettoniche 
nella scuola media di Via Trento 


Mereu 


Giuseppe 


213.000,00 


213.000,00 


ADN 


s 


s 


1 


PP 


3/2012 


4/2012 




800146509252012034 


costruzione di una nuova condotta idrica in 
localita Bellavista - isola ecologica - 


Cocco 


Luisa 


128.961,76 


128.961,76 


MIS 


s 


s 


1 


PE 


2/2012 


3/2012 



Totale 



18.124.889,62 



Note: 



II responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



(1 ) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito daHAmministrazione (puo essere vuoto). 

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressive) verra composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. 

(3) Indicare le finalita utilizzando la Tabella 5. 

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorita indicate daHAmministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita; 3=minima priorita). 

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
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SCHEDA2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012 - 2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DATRASFERIRE ex artlcolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.l. 



Elenco degll Immoblll da trasferlre ex art. 19, c. 5-ter della Legge 109/94 


Arco temporale dl valldlta del programma 
Valore stlmato 


Rlferlmento 
intervento 

(1) 


Descrizlone immobile 


Solo diritto 
dl superflcle 


Plena 
proprieta 


1° anno 


2° anno 


3° anno 



Totale 



0,00 



0,00 



0,00 



Note: 



(1) Viene riportato il numero progressive* dell'intervento di riferimento. 



II responsablle del programma 
(Lulsa COCCO) 
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